Договір №1507/181/ДПТ 


«5^» 2015 о. 


2015 р. 


Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації'), що названий у подальшому «Замовник», особі заступника 
директора - начальника служби містобудівного кадастру Вавриша Андрія Валентиновича, який діє на 
підставі Положення, з однієї сторони. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ», яке надалі іменується 
«Виконавець», в особі директора Бондарчука Вячеслава Володимировича, що діє на підставі Статуту, з 
другої сторони, 

та Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», яке надалі іменується «Інвестор», в особі директора Овсія Дмитра 
Юрійовича, що діє на підставі Статуту,з третьої сторони, а загалом - Сторони, уклали цей договір (далі - 
Договір) про таке: 


1. Предмет Договору 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, Інвестор оплачує, а 
Виконавець приймає на себе зобов’язання, власними та/або залученими силами та засобами, розробити 
Детальний план території в межах вулиць Електриків, Набережнорибальська у Подільському 
районі м. Києва (надалі за текстом Договору «Роботи»). 

Обсяг робіт, назва результату виконаних робіт може бути додатково скориговано у Завданні на 
проектування. 

Результати виконання Робіт - розроблений Детальний план території в межах вулиць 
Електриків, Набережнорибальська у Подільському районі м. Києва (надалі - містобудівна 
документація). 

1.2. Роботи виконуються згідно з державними будівельними нормами та правилами,, 
затвердженим завданням на проектування (Додаток № 6 до цього Договору), вихідними даними, збір яких 
здійснюють Замовник та Інвестор згідно з Додатком № З до даного Договору. 

1.3. Виконавець зобов’язується виконати Детальний план території в межах вулиць Електриків, 
Набережнорибальська у Подільському районі м. Києва За необхідністю залучення до виконання Робіт 
спеціалізованих проектних організацій на умовах субпідряду. Виконавець самостійно оплачує роботи, 
виконані такими субпідрядними організаціями, та несе відповідальність за результати виконаних Робіт 
перед Замовником та Інвестором самостійно. 

2. Вартість Робіт і порядок розрахунків 

2.1.Договірна вартість Робіт згідно з протоколом погодження договірної ціни (Додаток № 1 до 
цього Договору) становить 550 000, 00 грн. (п’ятсот п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.), без ПДВ. 

2.2.Інвестор здійснює фінансування Робіт наступним чином: 

2.2.1. Авансовий платіж у розмірі 70% від суми загальної вартості, а саме: 385 000,00 грн. (триста 
вісімдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.), без ПДВ, протягом 5 календарних днів після підписання 
Сторонами цього Договору. 

2.2.2 Остаточний розрахунок у розмірі 30% від загальної вартості, а саме: 165 000,00 грн. (сто шістдесят 
п’ять тисяч гривень 00 коп.), без ПДВ, протягом 5 робочих днів після отримання позитивного 
протоколу Архітектурно-містобудівної ради. 

2.3. Оплата виконаних Робіт здійснюється Інвестором у строки, встановлені п.2.2 Договору, на 
поточний рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі. 

2.4. Договірна ціна підлягає коригуванню виключно за взаємною згодою Сторін у наступних 
випадках: 

- доручення Замовником або Інвестором Виконавцю здійснити додаткові Роботи; 

- встановлення нового коефіцієнту індексації вартості робіт до Збірника цін на проектно- 
вишукувальні роботи в разі, якщо терміни виконання Робіт не порушені Виконавцем, вартість робіт по 
Договору підлягає уточненню в частині несплаченого обсягу Робіт на момент прийняття нового 
коефіцієнту до ПВР. 

2.5. Коригування договірної ціни у випадках, передбачених п. 2.4. цього Договору, оформлюється 
шляхом підписання Сторонами додаткових угод до цього Договору. 





і 



Додаток 
до завдання до доі 

№ _ 

від_ 


СХЕМА МЕЖ РОЗРОБКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 
В РАЙОНІ ВУЛИЦЬ ЕЛЕКТРИКІВ ТА НАБЕРЕЖНО-РИБАЛЬСЬКОЇ 
В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 


БМ 


Умовні позначення 


Межі розробки детального плану 


ПОГОДЖЕНО: 

Заступник директора Департаменту 
містобудування та архітектури - 
Начальник Служби містобудівного када 


А. Вавриш 
















































































